Ls. 1962. 
Lwów, dnia 3. listopada 1904. 


Sprawozdanie 


komisyi gospodarstwa krajowego z przedłożenia Wydziału 
krajowego o regulacyi górnej Trześniówki. 


Wysoki Sejmie! 


Regulacya górnej Trześniówki ma stanowić uzupelnienie regulacyi dolnego biegu 
tej rzeki, przeprowadzonej na podstawie ustawy z 11. czerwca 1887, Nr. 43, Dz. n. kr. 

Według projektu technicznego zamierzone przedsiębiorstwo ma na celu odwod- 
nienie i ochronę od zalewu 25.904 h. (44.833 morgów) lasów, łąk, pastwisk i gruntów 
rolnych, położonych w obrębie Ż1 gmin i obszarów dworskich w powiatach tarnobrze- 
skim, kolbuszowskim i mieleckim. 

Obok tego umożliwi objęta projektem sieć rowów osuszających kulture na wiel- 
kich obszarach torfowisk lub gruntów przytorfiałych w dawnej puszczy Sandomirskiej, 
które obecnie są prawie nieużytkami, lub dają mininimalne dochody. 

Przedsiębiorstwo to ma być przeprowadzone przez zawiązaną już spółkę wodną 
i subwencyonowane z funduszu krajowego, jednak zarząd budowy jak i administracyę 
fundnszu regulacyjnego i konserwacyjnego sprawować będzie Wydział krajowy. 

Do kosztów budowy, obliczonych na 2 miliony koron, ma się przyczynić kraj 
i państwo zasilkami po 35%, sumy kosztorysowej, resztę pokryje spółka wodua. Cał- 
kowity datek kraju i pahstwa wyniesie tedy po 700.000 koron, a gdy według wniosku 
Wydziału krajowego roboty mają być przeprowadzone w latach 10, wypadnie roczna 
rata zasiłku krajowego i państwowego po 70.000 K. 

Na rok 1905 Wydział krajowy z powodu niepomyślnego stanu finansów kraju 
nie proponuje wstawienia do budżetu pierwszej raty zasiłku, z czem się komisya go- 
spodarstwa krajowego zgadza. Komisya wyraża jednak nadzieję, iż Wydział krajowy 
wstawi do preliminarza fundnszu krajowego na r. 1906 pierwszą ratę zasiłku kzajowego. 

Z uwagi, iż rentowność tej regulacyi jest uzasadnioną, oraz że wszystkim wy- 
maganym formalnościom stało się zadość, komisya zgodnie z wnioskiem Wydziału kra- 
jowego wnosi: 


Wysoki Sejm raczy uchwalić załączony */. projekt ustawy. 


Przewodniczący: 


Gorayski. 


Sprawozda wea : 


Stadnicki 


z dnia . 


USTAWA 


.. . 0 regulacyi górnej Trześniówki z dopływami. 


Za zgodą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi 
z Wielkiem Księstwem Krakowskiem rozporządzam, co następuje: 


Sa 


Regulacya górnej Trześniówki z dopływami, która ma być 
wykonaną przez spółkę wodną, zawiązaną po myśli $. 52. kraj. 
ustawy wodnej z dnia 14. marca 1875 Dz. u. kr. Nr. 38., uznaną 
zostaje jako przedsiębiorstwo subwencyonowane z funduszu kra- 
jowego 


g. 2. 


Za podstawę techniczną tej regulacyi służyć ma projekt 
Wydziału krajowego z roku 1901, który preliminuje koszta ro- 
bót na 2,000.000 koron. 

Wydział krajowy zostaje jednak upoważniony do poczynie- 
nia zmian w tym projekcie w porozumieniu z Administracyą 
państwa w granicach powyższej sumy kosztorysowej, 


8. 3. 


Koszta budowy włącznie z wydatkami na utrzymanie w cza- 
sie budowy i kosztami zarządu, pokryte będą z mającego się 
w tyin celu utworzyć funduszu regulacyjnego. 

Do pokrycia tych kosztów mają się przyczynić: 

a) fundusz krajowy bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości 
trzydziestu pięciu procent preliminowanych kosztów ; 

b) państwowy fundusz melioracyjny w myśl §. 6. ustępu 2. 
i 5. 4. ustępu 2. a) ustawy z dnia 30. czerwca 1884 Dz. u. p. 
Nr. 116. bezzwrotnym zasiłkiem w wysokości trzydziestu pięciu 
procent kosztów w maksymalnej kwocie 700.000 K z za- 
strzeżeniem konstytucyjnego zezwolenia; 

e) spółka wodna resztą preliminowanych kosztów budowy. 


$. 4. 


Termin rozpoczęcia i czas trwania budowy, tudzież wyso- 
kość i termina płatności corocznych datków kraju, państwa 
i spółki wodnej, oznaczy Wydział krajowy wspólnie z Admini- 
stracyą państwa. 


§. 5. 


Dla utrzymania wykonanych robót ma być otworzony od- 
dzielny fundusz. 

Fundusz ten składać się będzie : 

1. z dochodów uzyskanych z wydzierżawiania szkarp po- 
toków i rowów; 

2. z grzywien nakładanych za przekroczenia wodne przy 
tem przedsiębiorstwie w myśl art. I. nstawy z dnia 4. stycznia 
1903 Dz. u. kr. Nr. 12; 

3. z corocznych datków kraju i spółki wodnej. 

Dalsze postanowienia co do wysokości datków kraju i spółki 
wodnej na konwersacyę tudzież co do innych zarządzeń potrzeb- 
nych dla utrzymania wykonanych budowli, wydane zostaną 
w drodze ustawodawstwa krajowego. 


$. 6. 


Zarząd budowy oraz funduszu regulacyjnego i konserwa- 
cyjnego obejmie Wydział krajowy. 

Sposób wykonania przedsiębiorstwa oznaczyć ma Wydział 
krajowy w porozumieniu z Administracyą państwa, któ- 
rej podobnie jak i Wydziałowi Spółki wodnej przyznany będzie 
wpływ fodpowiedni na tok spraw technicznych i ekonomicznych 
przedsiębiorstwa. 
ees Bliższe szczegóły co do zakresu i sposobu wywierania tego 
wpływu, oraz co do ewentualnego bezpośredniego współdziałania 
państwowych organów technicznych przy wykonaniu tego przed- 
siębiorstwa, określi rozporządzenie wykonawcze, które ułoży 
Wydział krajowy wspólnie z Administracyą państwa. 


oa. 


Wykonanie tej nstawy pornezam Mojemu Ministrowi rol- 
nictwa. 


Z drukarni Ludowej we Lwowie. 


